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BILL NO. 


S-82-07- ^jp 


SPECIAL ORDINANCE NO. 




AN ORDINANCE approving Change Order 
No. 5 and Final, Resolution No. 334-80. 
Trier Ditch, in connection with the 
Board of Public Works. 


BE IT ORDAINED BY THE COMMON COUNCIL OF THE CITY OF 
FORT WAYNE, INDIANA: 

SECTION 1. That Change Order No. 5 and Final, Resolu¬ 
tion No. 334-80, Trier Ditch, with Busch, Inc., Contractor, in 
connection with the Board of Public Works, for: 

decreases and increases resulting from the 
final field measurements and quantities. 


involving a net decrease in the amount of Nine Thousand Eight 
Hundred Eighteen and No/100 Dollars ($9,818.00), all as more 
particularly set out in the specifications, which are on file 
in the Office of the Board of Public Works and are by reference 
incorporated herein, made a part hereof, be and the same are 
hereby in all things ratified, confirmed and approved. 

SECTION 2. That this Ordinance shall be in full force 
and effect from and after its passage and any and all necessary 











Read the firs- 
seconded by 


in full and on motion by_ 
and du]^s adopte 




he second time 

(^nd the City 
after 


by title and referred to the Committee 
Plan Commission for recommenda£io»> 
due legal notice, at the^SPuncil Chambers, City-County~Building7 Fort Wayne 

Indiana, on_/_, the_day of 

V , 19 at__o'clock_.M.,E.S.T. 


DATE: 


7 - > 7 -/^ . 


CHARLES W. WESTERMAN - CITY CLERK 


ti^e^'in'ofull and 
• 


on motion by_ 


Read the third 

seconded by_ 

passage. PASSED (LQST-) by the following vote: 


and duly adopted, placed on its 


TOTAL VOTES 

BRADBURY 

BURNS 

EISBART 

GiaQUINTA 


SCHMIDT . 
SCHOMBURG 
STIER 
TALARICO 


DATE: 


AYES NAYS 






ABSTAINED ABSENT TO-WIT: 




CHARLES W. WESTERMAN - CITY CLERK 


Passed and adopted by the Common Council of the City of Fort Wayne, 

Indiana, as ( ZONING MAP) -(GENERAL)-(ANNEXATION) 

.(APPROPRIATION) ORDINANCE (RESOLUTION) N0._ 

on the _ / ^ d ay of_ i ~'— c -If . _, 19 $ cJ) . 



(SEAL) 




CHARLES W. WESTERMAN - CITY CLERK PRESIDING OFFICER 

Presented by me to the Mayor of the City of Fort Wayne, Indiana, on 
the_ / ' -d ay of_ , 19 <T o^ , at the hour of 


//■Jj 


o'clock 





CHARLES W. WESTERMAN - CITY CLERK 


Approved and signed by me this _ \ ^>~CV\ d ay of 


19_^^_, at the hour of_ 


\0 


J L 


.M.,E.S.T. 


WIN MOSES, UR. - MAYOR 















































































S-82-07-38 


BILL NO. 

REPORT OF THE COMMITTEE ON CITY UTILITIES _ 

WE, YOUR COMMITTEE ON Cit y Utilities _TO WHOM*WAS REFERRED AN 

approving Change Order No. 5 and Final, Resolution 
ORDINANCE_____ ___ 

No. 334-80, Trier Ditch, in connection with the Board of Public 


,Works 


HAVE HAD SAID ORDINANCE UNDER CONSIDERATION AND BEG LEAVE TO REPORT 
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CHANGE ORDER 


Resolution No. ^34 ^0 
Board Order No . 54-80 
Dat e: 


(Contractor) 

Gentlemen: 


Change Order No. 5 and-Final 
Project No. C-180599-08 

Name of Projec t: "Trier Ditch" 

^ o> Busch, Inc. 


You are hereby requested to comply with the following changes from the contract plans and 
specifications: 


Item 

No. 


Description of Change 


Change in Co 

ntract Price 

Quantity 

Description 

Unit Price 

Decrease 

Increase 



SEE ATTACHED SHEET 




























Total Decrease 

Total Increase 

Net (Decrease) (3BSSWSHSB9 Contract Price 

22.597.00 



12,779.00 

9,818-. 00 



The sum of $ 9,SIg.QQ 


_is hereby (deducted from) the total contract price 

olioll -- _ 1 1__ 


and the final contract price shall be adjusted as follows: 
Original Contract Price 

Current Contract Price Adjusted by Previous Change Order 
New Contract Price including this Change Order 


352,732.05 

”354,564.96 


The time provided for completion in the contract for this project is (unchanged)(inDTOBssedck 
by _ = 0 Z _calendar days due to this Change Order. The date for completion 


of all work shall be 


N/A 


Furthermore, this document shall become i 


amendment to the contractjjand all provisions of the contract shall apply hereto 
Recommended by: 


Contractor 



Accepted by: / 6 - 1 ?/<(J. , /A 


Date X// 2_ / f7- 
Date_ 2 ^ 


Date &//*//?7 , 




Owner Date 




Attested by 




Clerk Date. 





















































ATTACHMENT TO CHANGE ORDER 


CHANGE ORDER #5 and FINAL 
Resolution 334-80 - Busch, Inc., Contractor 


Item 

No. 


Description of Change 


Change in Contract Price 

Quantity 

Description 

Unit Price 

Decrease 

Increase 

1 

15 LF 

48" RCP Class IV 

69.85 


1,047.75 

2 

15 LF 

48" RCP Class III 

55.95 


839.25 

3 

51 LF 

30" RCP Class IV 

41.95 

2 >139.45 


4 

4 LF 

15" RtP Class V 

34.85 

139.40 


C 

3 

1 LF 

12" Sewer Pipe 

34.85 

34.85 


7 

1 EA 

Std. Manhole Type VI-A 

4,896.00 


4,896.00 

8 

2 EA 

Std. Manhole Type V-A 

3,295.00 

6,590.00 


9 

1 EA 

Std. Manhole Typ II-J (72") 

3,856.00 


3,856.00 

12 

3 EA 

Std. 8:' Drop Pipe 

197.50 

592.50 


13 

473 CY 

#53-#73 Special Backfill 

. 5.00 

2,365.00 


15 

39 SY 

•2" Asphaltic Surface 

5.20 

202.80 


16 

7920 SY 

Seeding & 1" Mulch 

0.25 ' 

1,980.00 


17 

32300 SY 

Broadcast Seeding 

0.15 

4,845.00 


18 

20 LF 

Guardrail Replacement 

10.00 

200.00 


19 

214 LF 

6"-12" Field Tile Replacement 

10.00 


2,140.00 

20 

40 LF 

Fence Replacement 

5.00 

200.00 


22 

1460 LF 

Dewatering 

1.00 

1,460.00 


23 

160 CY 

Base Stabilization 

11.55 

1,848.00 


Tot 

:al Decrease 

22,597-00 


Tot 

Net (Decrease) (£$<&£&¥£) Cor 

:al Increase 


12,779.00 

itract Price 

9,818,00 









































5 and Final 


Change Order No. 

Resolution No._ 

Board Order No._ 


334-80 

54-80 


REQUEST AND JUSTIFICATION FOR CHANGE 


1. Necessity for change:_ SEE ATTACHED 


2. Will proposed change alter size of the project? Yes_ No_ 

If yes, explain 


3. Affect on operation and maintenance cost of this project: 


N/A 





























JUSTIFICATION FOR CHANGE ORDER #5 and FINAL 
NORTH MAUMEE STUDY AREA - C-180599-08 - B.O. 54-80 
Resolution 334-80 - "Trier Ditch-Colony Heights" 

BUSCH, INC., Contractor 


Items #1 and #2 


Actual field measurements reflect a slight increase from the actual 
bid items. 

Items #3, #4 and #5 


Actual field measurements reflect a slight decrease from the actual 
bid items. 

Items #7 , #8 an d #9 

Conditions in the field dictated that it would be more advantageous 
to use a type VI A Manhole and a Type II-J Manhole in lieu of two 
(2) type V A Manholes outlined in the original bid estimate. 

Items #12, #13, #15, #16, #17 and #18 


Actual field measurements reflect decreases on these items from 
the actual bid item. 

Item #19 


Actual field measurements reflect a decrease from the actual bid 
item. 

Items # 2 0, #22 and #23 


Actual field measurements reflect a decrease from the actual bid 
item. 
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48" RCP Class IV 

48" RCP Class III 

30" RCP Class IV 
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1 Std. M.H. Type VI-A 

Std. M.H. Type V-A 

1 Std. M.H. Type II-J (72") 

1 Std. M.H. Type II-J (96") 

| Std. M.H. Type II-J (108") 

| Std. 8" Drop Pipe 

| #53 - #73 Special Backfill 

10" Deep Strength Asphalt 

1 2" Asphaltic Surface 

Seeding & 1" Mulch 

Broadcast Seeding 

Guardrail Replacement 

6" - 12" Field Tile Replacement 

Fence Replacement 

Brush & Tree Removal 

Dewatering 
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PROJECT : NORTH MAUMEE study AREA "TRIER.DITCH - COLONY HEIGHTS" FEDERAL GRANT- C-I80599-C 

SUPPLEMENT RESOLUTION -334-80 

__NON-GRANT ELIGIBLE ITEMS 


EXTENSION 


o 

c 

o 

o 

LO 

o 

o 

T.344.00 


o 

o 

o 

o 




254,806.47 

33,974.20 

55,966.29 


344,746.96 
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DESCRIPTION 

Pump Station Removal 

Catch Basin Replacement 

1 6" Building Sewer 

1 Pump Station Removal 


| Non-Grant Eligible Total 



COST SUMMARY 

Federal E.P.A. Share 

State Board of Health Share 

City Share (100% Cost & 15% Cost) 


FINAL CONTRACT PRICE 


NOTE: 

TOTAL MBE PARTICIPATION WAS (11.55% )% 

OF THE FINAL CONTRACT. ($39,825.90) 
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25 

27 

CO 































































TITLE OF ORDINANC E CHANGE ORDER #5 § FINAL for RESOLUTION 554-80, TR IER DITCH 
DEPARTMENT REQUESTING ORDINANCE Board of Public Works 


SYNOPSIS OF ORDINANCE This Change Order reflects the decreases and increases 


resulting from the final field measurements and quantities. Busch, Inc. is the contractc 




EFFECT OF PASSAGE above project can be completed 


EFFECT OF NON-PASSAGE_ close-out will not be effected 


MONEY INVOLVED (DIRECT COSTS, EXPENDITURE, SAVINGS) : Net Decrease $9,818.00 


ASSIGNED TO COMMITTEE 


























































